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Vaststellen van het uitvoeringsplan gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2016 en beschikbaar stellen 
van kredieten 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 december 2015 (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 21); 

Gelet op: 

Artikel 189 van de Gemeentewet, het budgetrecht van de gemeenteraad; 

Artikel 169 van de Gemeentewet, actieve informatieplicht college naar gemeenteraad, 

Besluit: 

1. in te stemmen met het Uitvoeringsplan Gezonde schoolgebouwen Amsterdam, uitvoering 2016, 
waarin: 

a. 30 scholen worden voorzien van een gezond binnenklimaat 

b. een budget van € 11.500.000,- is opgenomen aan voorzieningen in gezonde schoolgebouwen. 
Dit bedrag is opgebouwd uit € 1.5 miljoen bijdrage schoolbesturen, € 9.8 miljoen investe¬ 
ringskosten en € 0.2 miljoen proceskosten. 

2. in te stemmen met de bijgestelde uitgangspunten in het plan Gezonde Schoolgebouwen Amster¬ 
dam uitvoering 2016, op basis van ervaringen van 2015 en ten opzichte van het ambitiedocument 
2015-2018. Ten aanzien van: 

a) ambitie lucht: klasse C als ondergrens te gebruiken bij bestaande installaties 

b) ambitie licht: klasse C als ondergrens te gebruiken bij bestaande installaties 

c) onderhoud te borgen via 10 jarige contractverplichting 

d) cofinanciering: door schoolbesturen een vast percentage bij te laten dragen. 

3. de jaarlijkse kapitaallasten van € 996.333 die voortvloeien uit het onder 1 b genoemde bedrag van 
€ 9.800.000 aan investeringen en het bedrag van € 200.000 aan procesbegeleidingskosten (inci¬ 
denteel in 2016) ten laste te brengen van de coalitieakkoordmiddelen onderwijs. 

4. kredieten beschikbaar te stellen aan het college van B&W tot een totaalbedrag van € 9.800.000,- 
t.b.v. de realisatie van de op het investeringsoverzicht opgenomen voorzieningen voor 30 scholen 
in 2016 

5. € 3.500.000 aan kredieten voor investeringen in 2015 beschikbaar te stellen uit het hiervoor gere¬ 
serveerde budget voor gezonde schoolgebouwen binnen de coalitieakkoord middelen onderwijs. 

6. kennis te nemen van de Resultaten Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2015. 

7. in te stemmen met geheimhouding van de bij deze voordracht opgenomen bijlage 2 van Uitvoe¬ 
ringsplan 2016 op grond van artikel 55 van de Gemeentewet met als grondslag de economische 
en financiële belangen van de gemeente, artikel 10, 2de lid onder b van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 17022 15 februari 2016 




X Gemeente 
Amsterdam 

X 


Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 20 januari 2016. 

De voorzitter 
mr. E.E. van der Laan 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 
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